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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 418 

25 Ιουλίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 1329 

1. Η Κοινότητα Σχοινούσας Νομού Κυκλάδων, προκη¬ 
ρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ι.Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό ευρώ 49.155,00 με Φ.Π.Α.. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: 

α) κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογι¬ 
σμό 43.500,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο Ε και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Κοινότητας Σχοι- 
νούσας (Νήσο Σχοινούσα Νομού Κυκλάδων Τ.Κ. 84300) 
ύστερα από σχετική έγγραφη αίτηση, στην οποία ανα¬ 
γράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της εταιρείας, δη¬ 
λαδή η επωνυμία, η διεύθυνση της κ.λπ. Για την παρα¬ 
λαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό 
των είκοσι (20) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο σχέδιο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22850-71170 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22850-74190, αρμόδιος για επικοινωνία η Κωβαί- 
ου Ευαγγελία, γραμματέας της Κοινότητας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Κοι¬ 
νότητας Σχοινούσας στις 26.8.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 
λήξης επίδοσης των προσφορών 10:00 π.μ. και το σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα «Ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης», του άρθρου 4 παράγραφος α του 
ν. 1418/1984, του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί την επό¬ 
μενη Τρίτη 2.9.2008 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις 


κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 
1η (ανεξαρτήτως έδρας) στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 
καθώς και κάτοχοι εμπειροτεχνικού πτυχίου που να 
καλύπτει τον Προϋπολογισμό. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊ¬ 
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως 
άνω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) Εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Υ.Ε.Δ ΕΔ 2 α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 
όπως ισχύει σήμερα. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 838,00 € που 
θα απευθύνεται προς την Κοινότητα Σχοινούσας και 
θα έχει ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της 
Κοινότητας Σχοινούσας. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο Σχοινούσας. 

Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 
τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες. 

Σχοινούσα, 4 Ιουλιϊου 2008 
Ο Πρόερδος 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Αριθμ. 2/3453 

Ο Νομάρχης Πιερίας διακηρύττει τη διενέργεια Ανοι¬ 
κτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προ- 
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σφορές για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας, από 
τον τόπο διαμονής τους στην έδρα του σχολείου τους 
και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2008-2009 με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου 2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 στα Γραφεία της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ν. Πιερίας (28η Οκτωβρίου 40, 
5ος όροφος - γραφείο 506). 

Αριθμ. Διακήρυξης 02/3453/15.7.2008. 

Προϋπολογισμός: 2.964.843,35 ευρώ, συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης προσφορών: Νομαρχιακή Αυτοδι¬ 
οίκηση Πιερίας - Κατερίνη. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
η 16.7.2008. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς και ιδιώτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 
2351351248 Στ. Γκατζά και 2351351338 Γεώργιο Φέρλια, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ. έως 13.00 
μ.μ. 

Κατερίνη, 18 Ιουλίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 
Αριθμ. 2666 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Σάμου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε 
ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα «ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
ν. 2229/1994, του εκτελεστικού αυτού π.δ. 609/1985 «Κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
μέχρι σήμερα, τις διατάξεις του ν. 3263/2004, καθώς και 
τις λοιπές σχετικές διατάξεις για την εκτέλεση των Δη¬ 
μοσίων έργων, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέ¬ 
λεση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ 
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΘΕΟΣ, Ν. 
ΣΑΜΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 
300.000,00 € με τον Φ.Π.Α., και χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις, Τ.Ε.Ο. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η Αυγούστου 2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής των 
προσφορών) ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει η 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Σάμου στα γραφεία της (Ταχ. Δ/νση: Νέο Διοικητήριο 
- Σάμος Τ.Κ, 83100, Τηλ. 22733 50479,50482). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με έδρα εντός Νομού 
στην Α2,1η, 2η, 3η τάξη για κατηγορία έργων Οδοποι¬ 
ίας και με έδρα εκτός-Νομού στην Α2, 1η, 2η τάξη για 
κατηγορία έργων Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 


ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην Ιδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, 
όπως στην αναλυτική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα τυχόν 
απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 4ζ του π.δ. 609/1985 και υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/ 
Φ.Ν. 294/18.3.1985 απόφασης του ΥΠ.Δ.Ε. περί ΜΕΕΠ, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/05/77/Φ.Ν. 
312/23.12.1994 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
5.212,45 ΕΥΡΩ η οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς 
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου με χρόνο ισχύος 
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τον διαγωνι¬ 
σμό διατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα 
Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου 
μέχρι και πέντε ημέρες πριν από την δημοπρασία αντί 
30 € το οποίο θα κατατίθεται στον λογαριασμό της 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον αριθμό 
ΙΒΑΝ ΟΒ 7304309200003570300202501. 

Σάμος, 18 Ιουλίου 2008 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ 
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(4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης καιΤ ροφίμωνδιενεργείΑΝΟΙΚΤ 0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για 
την προμήθεια 2.000 τεμ. ΕΠΙΝΩΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, με αριθ. Δ/ξης 3351/Χ.Μ/2008. 

2. Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται 
στο συνολικό ποσό των πενήντα τέσσερα χιλιάδων 
εξακοσίων είκοσι ένα και ογδόντα πέντε ευρώ (54.621,85 
€) πλέον Φ.Π.Α. 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αθήνα 

4. Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης 
προσφορών: 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και 
ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(Μενάνδρου 22 - 7ος όροφος). 

5. Αποστολή περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν 
απαιτείται. 

6. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης 
στον Ελληνικό Τύπο στις 25.7.2008. 

7. Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 3351/Χ.Μ/2008 
Δ/ξης, παρέχονται από την ανωτέρω Δ/νση (Γραφείο 
712 τηλ. 210-212 5180, αρμόδια Μπάκα Χάϊδω). 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 

Η Προϊσταμένη 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
Αριθμ. 200 

Η Νομ/κή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΟ 1° και 17° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑ¬ 
ΤΗΣ», με προϋπολογισμό 378.000,00 €, συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολο¬ 
γισμό 311.892,88 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε, και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, οδός Υψηλάντου 4, Λα¬ 
μία, μέχρι και την 7 Αυγούστου 2008 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2231042848, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 2231 022646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Σκούρας Παναγιώτης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα 


γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Φθιώτιδας 
(Υψηλάντου 4, Λαμία, τηλ. 22310 42848) και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις 1η ή 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας 
ή στην 3η τάξη με έδρα τον Νομό Φθιώτιδας ή 2ο Νομό 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 
Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Οι ως άνω εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
διαθέτουν τις απαιτούμενες, κατά την ισχύουσα Νομο¬ 
θεσία, άδειες για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών από 
την αρμόδια Νομαρχία και να αποδεικνύουν οι ίδιες, 
προσκομίζοντας πιστοποιητικά, βεβαιώσεις εμπρόθε¬ 
σμης και καλής εκτέλεσης έργων της τελευταίας πε¬ 
νταετίας, ότι έχουν εκτελέσει έργα αποξήλωσης, συλ¬ 
λογής, και μεταφοράς στο εξωτερικό ειδών αμιάντου. 
Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι δεν διαθέτουν 
τέτοια εμπειρία μπορούν να προσκομίσουν Συμβολαι¬ 
ογραφική Πράξη σύμπραξης με επιχειρήσεις που έχουν 
αποδεδειγμένα την ανωτέρω εμπειρία και η οποία να 
αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.238,00 €, που θα 
απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Ν.Α. Φθιώτιδας, με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα 
(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 
του Π.Δ.Ε. Ν.Α. Φθιώτιδας. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομ/κή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Υπο¬ 
δομών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυ¬ 
τική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 22 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
Ο Αντινομάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Αριθμ. 1937 

Περίληψη Διακήρυξης 15/2008 του έργου «ΕΞΟΠΛΙ¬ 
ΣΜΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 
της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Γειτνίασης Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ. και στο 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Μέτρο 2.2.: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ¬ 
ΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ». 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊ¬ 
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από 
το Ελληνικό Δημόσιο. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώ¬ 
ρινας, διεύθυνση: Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) 53100 Φλώ¬ 
ρινα, τηλέφωνα: 23850 54500, ΐαχ: 23850 54501, ο-πιείΙ: 
ί9@1184.3γζθίχί5.9ον.9Γ 

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγρά- 
φονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης. 

3. Περιγραφή του έργου 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμή¬ 
θεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Λαογραφικών Συλ¬ 
λογών του Νομού Φλώρινας. Τα υπό προμήθεια είδη 
εντάσσονται στην Α' ομάδα: 

Α. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της προ¬ 
κήρυξης. 

4. Διαδικασία διαγωνισμού: θα ακολουθηθεί η διαδι¬ 
κασία του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

5. Τόπος εγκατάστασης εξοπλισμού: Λαογραφικές 
Συλλογές Νομού Φλώρινας. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή 
Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Τα φυσικά 
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. 
και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 
του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα 
πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την 
καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του 
κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προ¬ 
σώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις προϋ¬ 
ποθέσεις που ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Β. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: 

• Οσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγου- 
μένης παραγράφου. 

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς 
του Δημοσίου με απόφαση αρμοδίων Υπουργείων. 

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε 
δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας 
Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώ¬ 
σεις. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν 
υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδή¬ 
ποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγρά¬ 
φου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

7. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 
64.501,40 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. 

• Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο δια¬ 
γωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ 
ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμ¬ 


βανομένου του ΦΠΑ. Για όσους καταθέσουν προσφορά 
για την Ομάδα Α: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, η εγγυητική 
συμμετοχής ορίζεται ίση με 3.225,07 €. 

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας: Η προμή¬ 
θεια πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι ενενήντα (90) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσ¬ 
σα. 

11. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

12. Μερική υποβολή προτάσεων: Οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό δύνανται να καταθέσουν προσφορά για το 
σύνολο του προκηρυσσόμενου εξοπλισμού ή για τμήμα 
της προμήθειας, δηλαδή επί του συνόλου των ειδών ανά 
ομάδα, είτε για την Ομάδα Α: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
είτε για την Ομάδα Β: Εξοπλισμός έκθεσης - επίπλωσης. 

13. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την 
Προκήρυξη και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν από το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας: Πτολεμαίων 1 
(Διοικητήριο) 53100 Φλώρινα, τηλέφωνα: 23850 54500, 
ίαχ: 23850 54501, θ-πιείΙ: ί9@1184.5γζθίχί5.9ον.9Γ. Πληρο¬ 
φορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συ¬ 
νεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας που βρίσκεται στον 
ημιώροφο του κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φλώρινας. Η λήξη υποβολής των προσφορών είναι στις 
28.8.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. και αμέσως 
μετά στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει η αποσφράγιση 
των προσφορών. 

Φλώρινα, 11 Ιουλίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμ. 3353/ΑΘ/2008 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια ΧΗ¬ 
ΜΙΚΩΝ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
Δημόσιας Υγείας, με αριθ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3353/ΑΘ/2008. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 373.783,19 € πλέον Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 
Ιωάννινα, Καβάλα, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Κοζάνη, Λαμία, 
Λάρισα Πάτρα, Ρόδο, Σέρρες, Τρίπολη, Χαλκίδα, Χανιά 

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Ημερομηνία Λήξης, Κατάθεσης Αποσφράγισης των 
Προσφορών: 29 Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα ώρα 
10:00 π.μ. στην Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μενάνδρου 22 - 
7ος όροφος - γραφείο 701). 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Περίληψης της Δια¬ 
κήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ημέρα 
Παρασκευή. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στην Ε.Ε.Ε.Κ., 
22 Ιουλίου 2008 ημέρα Τρίτη. Πληροφορίες για την 
αριθ. 3353/ΑΘ/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, παρέχονται όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από τη ανωτέρω Διεύθυνση (Γρα¬ 
φείο 714, τηλ. 210 - 2125217, αρμόδιος υπάλληλος, Αφρ. 
Θερριού). 

Η Διακήρυξη θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου: νννννν ηηίηβςιπο.ςι·. 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 
Η Προϊσταμένη 

ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 
-♦- 

( 8 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. 
Αριθμ. 913 

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. 
Α.Ε.) προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής απο¬ 
βλήτων και καταλοίπων των πλοίων, που προσεγγίζουν 
τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α. Α.Ε., με 
κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο 
ποσοστό επί των αντίστοιχων τελών και τιμολογίων 
στον ΟΛΑ. Α.Ε,, με αριθμό Δ/ξης 01/2008. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδα¬ 
πής, ή συνεταιρισμοί, ή ενώσεις/συμπράξεις προσώπων 
ή εταιριών, που έχουν τουλάχιστον 24 μήνες συνεχούς 
αποδεδειγμένης εμπειρίας σε παρόμοια ή αντίστοιχα 
έργα, οριζόμενη προ της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού από ημερομηνία δημοσίευσης στην εφη¬ 
μερίδα της κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής από¬ 
φασης 3418/07/02 (ΦΕΚ 712Β/11.6.2002) και διαθέτουν 
τις απαραίτητες άδειες και το ελάχιστο απαιτούμενο 
προσωπικό και εξοπλισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 
μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό Λιμένος Αλε¬ 
ξανδρούπολης Α.Ε., δ/νση: Μακράς Γέφυρας 2 - Αλεξ/ 
πόλη, τηλ.: 25510 26251/28463, για να παραλάβουν την 
αναλυτική διακήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού 
με την καταβολή του ποσού των είκοσι (20,00) €. 

Οι προσφορές για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, 
θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στην 
Γραμματεία του Ο.ΛΛ. Α.Ε., το αργότερο μέχρι την 12:00 
ώρα της 10.9.2008. 

Αλεξανδρούπολη, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ 
-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθμ. 228 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού και'Εργων, 
με την αρ. 105/8.7.2008 απόφασή της, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την απλώς συνολικά 
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 40.000 Κςτ λευκού 
ακρυλικού, χρώματος διαγράμμισης, 20.000 Κςτ κίτρι¬ 


νου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης 8Ι< 15.000 Κ§γ 
υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση εργασιών οριζόντιας 
οδοσήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού 
Χανιών προϋπολογισμού δαπάνης εκατό είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (120.000.00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
λοιπών κρατήσεων. 

Η αναλυτική προκήρυξη θα διατίθεται σε έντυπη 
μορφή στους ενδιαφερομένους, μέχρι την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, χωρίς οικονομική επιβά¬ 
ρυνση, από τη Δ/νση Προγραμματισμού και ΔΠΕ, της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανιών, στο γραφείο 19, 
2ος όροφος του Νομαρχιακού Μεγάρου, Πλατεία Ελευ¬ 
θερίας 1, Χανιά ΤΚ 73134, κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Εναλλακτικά, και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομέ¬ 
νων, το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Προκήρυξης θα δι¬ 
ατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτυακού 
τόπου (ννοό είΐθ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανι¬ 
ών και ειδικότερα στη διεύθυνση: Τιίΐρ://νννννν.η3χ.9ΐ·. 

Σε κάθε περίπτωση: 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να 
ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) 
που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και να 
ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές που θα δημοσιευτούν 
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Αρμόδιος υπάλληλος για Πληροφορίες 

- Κώστας Τυροβολάς, (τηλ. 28213-40216, ο-πιαίΙ: 

ΙίΓθνθΐ35@Π3Χ.9Γ) 

ΧΡΟΝΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νομαρχιακό Μέγαρο Χα¬ 
νιών την Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2008, ώρα 10.00, στην 
αίθουσα συσκέψεων που βρίσκεται στο 2° όροφο (γρα¬ 
φείο 2). 

Χανιά, 22 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
Ο Αντινομάρχης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Αριθμ. 18202 

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας-Αττικής προκηρύσσει 
πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑ¬ 
ΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 
πλήρες σε φιάλη 1 λίτρου ως εξής: 


Αα/α 

Περιγραφή 

Είδους 

Μ.Μ. 

Ενδεικτι¬ 
κή Ποσό¬ 
τητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Σύνολο 

1 

Γάλα 

φρέσκο πλή¬ 
ρες Φιάλη 1 
λίτρου 

Τεμάχιο 

33.384 

1,19 

39.726,% 





Σύνολο 

39,726,96 





ΦΠΑ 9% 

3.575,43 





Γ. Σύνολο 

43.302,39 
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Τα παραπάνω είδη καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρε¬ 
σιών του Δήμου και έχουν συνολική προϋπολογισθείσα 
αξία 43.302,39 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης των προσφορών: Δήμος Αγίας 
Βαρβάρας. 

Γλώσσα ΠροσφοράςΈλληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά¬ 
στημα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, 
Τ.Κ. 12351, στις 1.7.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 
π.μ., ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία 
της αποσφράγισης. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται μαζί 
με την προσφορά τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και όπως καταγράφονται 
στην με αριθμό πρωτοκόλλου 18201/08 διακήρυξη Δη¬ 
μάρχου Αγίας Βαρβάρας. 

Αντίγραφα της ανωτέρω απόφασης και πληροφορίες 
για τον πρόχειρο διαγωνισμό παρέχονται κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 
8, τηλ· 210 54 02 330 και 213 20 19 330. 

Αγία Βαρβάρα, 22 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

Αριθμ. 1712 

1. Ο Δήμαρχος Αγίου Κοσμά, διακηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
Κρατών-Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών-Μελών που 
δικαιούνται με τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε δι¬ 
αγωνισμούς Κρατών-Μελών της Ε.Ε., με σφραγισμένες 
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
και του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμή¬ 
ματος δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Μεγάρου», με προϋ¬ 
πολογισμό 51.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(εκ των οποίων ο προϋπολογισμός 41.151,70 Ευρώ για 
καθορισμό πτυχίων, 1.705,44 Ευρώ για αναθεώρηση και 
8.142,86 Ευρώ για Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Δημαρχείο του Δήμου στο Μέγαρο Γρεβενών, μέχρι τις 
31.7.2008, ημέρα Πέμπτη, αντί ποσού 10,00 Ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2462073395, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2462073525, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Βασιλοπούλου Μαριάννα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.8.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής των προ¬ 
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
ανοικτή δημοπρασία με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της μελέτης της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία τη 


προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα- 
μένη Αρχή, σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο αριθ. 23. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν: στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ,Σ.)του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγρα- 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα εφόσον ο προϋπολογισμός και η κατηγορία του 
πτυχίου το επιτρέπει. 

4.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους με τον όρο ότι κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 825,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξη μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αγίου Κοσμά Ν. 
Γ ρεβενών. 

Υπος.1.: Π.Χ. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985 ή με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 κ.ο.κ. 

Αγιος Κοσμάς, 22 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 

Αριθμ. 6459 

Ο Δήμαρχος του Δ. Σιταγρών έχοντας υπόψη: Α) Τον Ενι¬ 
αίο Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί¬ 
κησης «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185723.3.1993) προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
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προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την 
προμήθεια ενός (1) ενός αυτοκινήτου με ανυψούμενη πλατ¬ 
φόρμα (καλαθοφόρο) προϋπολογισμού 70.000,00 Ε με το 
ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
την 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 
π.μ. -10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών). 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. Για 
την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται στην 
αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετο¬ 
χής 5% επί του προϋπολογισμού, δηλαδή 3.500 €. 

Για πληροφορίες, δικαιολογητικά κ.λ.π. οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες - εκτός της ημέρας της δημοπρασίας 
- στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου (αρμόδιος 
Μαρτιάδης Γεώργιος τηλ. 251093204). 

Φωτόλιβος, 22 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΟΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθμ. 27044 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Ο διαγω¬ 
νισμός αφορά την προμήθεια προμήθεια δύο ξύλινων 
οικίσκων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπ, ΑΠΟΦ. 11389/93), με κριτήριο 
επιλογής τη συμφερότερη προσφορά για το Δήμο προ¬ 
σφορά, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 190.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) και 
μπροστά στην αρμόδια επιτροπή στις 11.8.2008, ημέρα 
Δευτέρα με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.30 π.μ. Και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα 
τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
που ασκούν το εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, οι 
συνεταιρισμοί που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα 
όπως και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι όλων αυτών, καθώς 
και ενώσεις προμηθευτών. 

Γ ια κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το 
διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο¬ 
νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 
προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής (τηλ. 2531024444). 

Κομοτηνή, 22 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝΟΟΥ 

Αριθμ. 1290 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φαλάνθου διακηρύσσει την επι¬ 
λογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα 


προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 4, 
παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για 
την εκτέλεση του έργου «Υδρευση Δ.Δ Μαινάλου». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας 
έργου ανέρχεται σε 71.000,00€ και 
Αναλύεται σε: 

Δαπάνη εργασιών: 42.750,30 € 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18%: 
7.695,05 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): 7.566,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο): 58.012,15 € 
Αναθεώρηση: 1.651,72 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19%: 11.336,13 € 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή των Δ.Δ 
Μαινάλου Δήμου Φαλάνθου του Ν. Αρκαδίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής Διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Φαλάνθου στην Δαβιά του Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 12.8.2008 ημέρα 
(Τρίτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κα¬ 
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Η/Μ τηρουμένων των διατάξεων για 
τα κατώτερα όρια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985 για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - Η/Μ. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ),εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην Α1 τάξη και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κα¬ 
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στη τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κα¬ 
τηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοσδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους 1.160,24 € οι οποίες θα απευθύνονται 
στο Δήμο Φαλάνθου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 
1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική 
επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν 
θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών ημερών από 
την ημέρα του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες. Το σφραγισμένο έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν 
οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και 
τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 
(παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής 
διακήρυξης, διατίθενται από το Δήμο Φαλάνθου στην 
Δαβιά Τ.Κ. 22100, (τηλ.: 2713601400-406 - ίαχ 2713601407). 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, μέχρι την 
7.8.2008, ημέρα Πέμπτη (αφού προσκομίσουν διπλότυπο 
κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο Τρίπολης ποσού 15€). 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Φαλάνθου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Δαβιά, 22 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓ. ΨΥΧΑΡΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. 556 

Ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας προκηρύσσει δημόσιο επα¬ 
ναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες γρα¬ 


πτές προσφορές, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» και των 
π.δ. 171/1987 και 410/1995, και των ν. 2052/1992,2229/1994, 
2338/1995, 2372/1996, 2940/2001, 3212/2003, 3263/2004, 
3316/2055 και 3481/2006 για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟ- 
ΤΙΚΗΣ-ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προ¬ 
ϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19.8.2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
στο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας (Τέρμα Λ. Ειρήνης) από την 
επιτροπή Διαγωνισμού με ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών την 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 έως και την 1η 
τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την (Α1) του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε (1.661,00) 
ΕΥΡΩ πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων η εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης τράπεζας η του ΤΣΜΕΔΕ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣΔΑ. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλάβουν μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες (13.8.2008) πρίν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες για την μελέτη και τα τεύχη της δημο¬ 
πρασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας (τηλ. 
24210-86826) 

Ν. Ιωνία, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε.) 

Αριθμ. 3079/1785 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) προκηρύσσει 
την 25.8.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 Ανοικτό 
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διαγωνισμό, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
(Α.Ι.8. - ΑυΤΟΜΑΤΙΟ ΙϋΕΝΤΙΡΙΟΑΤΙΟΝ 8Υ8ΤΕΜ)» με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση 
και εκπαίδευση εξειδικευμένου εξοπλισμού, λογισμικού 
για την παρακολούθηση των πλόων, πλοίων στην ευρύ¬ 
τερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΑΕΜ-ΜΕϋ. (ΙΝΤΕΒΒΕΟ- 
ΜΕϋΟΟΟ) ως εξής: Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με 
παράδοση ελεύθερη και η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευ¬ 
τών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται 
με την προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση εξειδι- 
κευμένου εξοπλισμού, λογισμικού για την παρακολού¬ 
θηση των πλόων, πλοίων. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, μπορούν να 
παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
τους. 

Για πληροφορίες και αντίτυπα της διακήρυξης του δι¬ 
αγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας, Δραγούμη 24,19200 
Ελευσίνα όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 
9:00 με 13:00 και στο τηλέφωνο 210-5562804. 

Ελευσίνα, 22 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 

Αριθμ. 3105 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κλείτορος διακηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύ¬ 
στημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου 
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Βαλτεσινίκου 
από θέση Αγ. Κων/νος έως θέση Αγ. Θεράπων και κα¬ 
τασκευή νέας δεξαμενής στην θέση Αγ. Κων/νος». 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 86.751,00 Ευρώ και αναλύεται 
σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 52.245,20€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
9.404,14€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 9.247,40€ 

Αναθεώρηση: 2.003,26€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 13.851,00€ 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Τ.Δ Βαλτεσι¬ 
νίκου του Δήμου Κλείτορος του Ν. Αρκαδίας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 


μηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Κλείτορος στη Μυγδαλιά (έδρα) Ν. Αρκαδίας. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 19η Αυγούστου 
2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα- 
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 3 πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων/διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ανα¬ 
πτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

6. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ¬ 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΜ (άρθρο 
6 του π.δ. 472/1985). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
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Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

8. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επι¬ 
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1.417,94 ΕΥΡΩ. Οι 
εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο φορέα κατασκευής 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζό- 
μενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν 
απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολή¬ 
πτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή 
τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το 
οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή 
από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω 
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του 
ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, 
μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα 
στις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3559/2007 (άρθρο έκτο παρ. 1). Οι εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο 
ισχύος μικρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολο¬ 
γιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου 
του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 


ται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία 
κατάθεσής της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν εί¬ 
κοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

11. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
σε μία μόνο σειρά για κάθε ενδιαφερόμενη Ε.Ε., από 
το Δήμο Κλείτορος, Μυγδαλιά Αρκαδίας, Πληροφορίες: 
Παπαπέτρου Γεώργιος τηλ.: 2795360412,27950-86342 και 
27950-86390 και ΐαχ: 27950-86391. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Κλεί¬ 
τορος), μέχρι και την 14.8.2008 ημέρα Πέμπτη και εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν Γραμμάτιο είσπραξης του 
Τ.Π. & Δ της Δ.Ο.Υ. Δημητσάνας 10,00 ΕΥΡΩ το οποίο 
αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία του Δήμου Κλείτορος που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Κλείτορος κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Μυγδαλιά, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ 

-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 

Αριθμ. 3098 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κλείτορος διακηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύ¬ 
στημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 
και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του 
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έργου «Ανάπλαση πλατείας και εισόδου - εξόδου Τ.Δ 
Μυγδαλιάς». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 150.059,00 Ευρώ και αναλύ¬ 
εται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 91.022,6 0€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε,+Ο.Ε.): 
16.384,07€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 16.111,00€ 

Απολογιστικές εργασίες: 2.582,33€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 23.959,00€ 

1. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Τοπικό Δια¬ 
μέρισμα Μυγδαλιάς του Δήμου Κλείτορος του Ν. Αρ¬ 
καδίας. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Κλείτορος στη Μυγδαλιά (έδρα) Ν. Αρκαδίας. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26η Αυγούστου 
2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
3 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων/διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ανα¬ 
πτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 


5. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη (εντός Νομού 
έδρα ή δεύτερο Νομό επιλογής) για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επι¬ 
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.6, ήτοι στο ποσό των 2.470,35 ΕΥΡΩ. Οι 
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εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο φορέα κατασκευής 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζό- 
μενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν 
απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολή¬ 
πτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή 
τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το 
οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή 
από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω 
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του 
ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, 
μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα 
στις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3559/2007 (άρθρο έκτο παρ. 1). Οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 
παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύεή.Οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, 
εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία 
κατάθεσής της. 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

10. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
σε μία μόνο σειρά για κάθε ενδιαφερόμενη Ε.Ε., από 
το Δήμο Κλείτορος, Μυγδαλιά Αρκαδίας, Πληροφορίες: 
Παπαπέτρου Γεώργιος τηλ.: 2795360413,27950-86342 και 
27950-86390 και ίαχ: 27950-86391. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Κλείτορος), μέχρι και την 21.8.2008 ημέρα Πέμπτη και 
εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν Γραμμάτιο 
είσπραξης του Τ.Π. & Δ της Δ.Ο.Υ. Δημητσάνας 10,00 
ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλ.π., στα 
γραφεία του Δήμου Κλείτορος που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 


πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Κλείτορος κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Μυγδαλιά, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. Β1 - 4867 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης διακηρύσσει ότι στις 25 ΑΥ¬ 
ΓΟΥΣΤΟΥ, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ θα γίνει 
στο Κεντρικό Κατάστημα του Υπουργείου Πλ. Κάνιγγος, 
Γ ραφείο 10 (Ισόγειο), σύμφωνα με την με αριθμ. 01/2008 
Διακήρυξη, ανοικτός διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 130.900 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων κρατήσε¬ 
ων και ΦΠΑ, για την «Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη 
του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Γ.Γ. Εμπορίου/Υπ. 
Ανάπτυξης.» 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις ώρες εισόδου του 
κοινού στο Υπουργείο και στο γραφείο 33, Ισόγειο. 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής 
Γ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 

Αριθμ. 3206 

Ο Δήμαρχος Ροδολίβους διακηρύττει ότι την 9η του 
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών και διεξαγωγή 
της Δημοπρασίας) στο Δημαρχείο Ροδολίβους, θα διε- 
ξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: ΜΕΛΕΤΗ 
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων», πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3481/2006, ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, 
ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του 
π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστο¬ 
λής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της διακήρυξης και 
καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ¬ 
ΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΟΥ- 
ΛΙΟΥ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ρο¬ 
δολίβους: 
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Ταχ. Διεύθυνση: Ροδολίβος 
Ταχ.Κωδ.: 62041 
Τηλ.: 23240 20700 
ΤθΙθίαχ: 23240 71309 
Ε-ιτιαίΙ: άίηηΐΌά@ΐΊοΙ. 9 Γ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πιο 
συμφέρουσα οικονομική προσφορά. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε 300.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών: 184.810,20 € εκ των οποίων 
Έργα Υδραυλικά: 51.110,20 € 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά: 52.700,00 € 

Έργα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων: 81.000,00 € 
ΓενικάΈξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ+0Ε): 33.265,84 
€ Απρόβλεπτα (ποσοστό 1 5% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και ΓΕ+ΟΕ): 32.711,41 € Αναθεώρηση: 1.313,39 € Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας: 47.899,1 6 € 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη και 
κατασκευή με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για 
το έργο ολόκληρο του άρθρου 4 παράγραφος 4ε του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 10 του π.δ. 609/1985. Κάθε 
διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομι¬ 
κή προσφορά. Επιπρόσθετα δεν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. Η καταληκτική ημερομηνία 
εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η 30.11.2008. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΌΠΑΑΧ- 
Π.Ε.Π.Κ.Μ.-Δυτικού Παγγαίου’ 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μη¬ 
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 
1η τάξη για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, στην Α1, Α2, και 1η τάξη 
τάξη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α2, 
1η και 2η τάξη, εντός νομού έδρας ή αν έχει δηλωθεί ο 
νομός ως 2ος νομός, για έργα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με τους περιορισμούς που ισχύουν. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με την παράγραφο 21.1 .α της διακήρυξης, που ισχύει για 
την Ε.Ε. του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε, όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

α. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποι- 
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό του όρους του 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 


έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην Α1, Α2, και 1 η τάξη για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
στην Α1, Α2, και 1η τάξη τάξη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α2,1η και 2η τάξη, εντός νομού 
έδρας ή αν έχει δηλωθεί ο νομός ως 2ος νομός, για 
έργα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ή Α1 τάξης 
σε αναβάθμιση με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής καθώς και 
της τεχνικής μελέτης προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι 
θα συνεργαστούν υποχρεωτικά με μελετητές ή γρα¬ 
φείο μελετών ή ομάδα μελετητών/γραφείων μελετών 
που θα είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή 
Γ ραφείων Μελετών και θα έχουν αντίστοιχη με το έργο 
κατηγορία και τάξη πτυχίου, το οποίο θα βρίσκεται 
σε ισχύ. Η συνεργασία αυτή αφορά την εργοληπτική 
επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να 
δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. Οι τάξεις και 
κατηγορίες πτυχίων που πρέπει να συνεργαστούν με 
τον υποψήφιο ανάδοχο είναι: 

• Β' ή Γ τάξης στην κατηγορία 9 (Η/Μ μελέτες) 

• Α' τάξης στην κατηγορία 13 (Υδραυλικές μελέτες) 

• Α' τάξης στην κατηγορία 18 (Χημικοτεχνικές με¬ 
λέτες) 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 5.015,75 ΕΥΡΩ, ήτοι 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Ροδολίβους και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων/Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. Οι παραπάνω εγγυητικές 
επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος 
ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα τριακοσίων 
τριάντα (330) ημερολογιακών ήμερων, από την ημερο¬ 
μηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως 
ισχύει). Δεν απαιτείται χρηματοοικονομική ικανότητα. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
23 παρ. 2 του π.δ. 609/1985, για διάστημα 300 ημερών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ καθορίζονται 
στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
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Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 
του π.δ. 609/1985 και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρ¬ 
θρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τμήματος 
θα γίνεται σε Ευρώ. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης (η Δια¬ 
κήρυξη, η Τεχνική Περιγραφή, η Ειδική Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα 
τους, το Τιμολόγιο Μελέτης και ο Προϋπολογισμός Μελέ¬ 
της,) διατίθενται από τον Δήμο Ροδολίβους. Τα στοιχεία 
αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από τη αρχή 
που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 4.9.2008 ημέρα 
Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Τ ο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ροδολίβους. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ροδολίβους, αρμόδιος 
υπάλληλος Ιασωνίδης Χαράλαμπος (τηλ: 23240 20708 
ίαχ: 23240 71 309) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ροδολίβος, 22 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Αριθμ. 10451 

Ο Δήμος Ελασσόνας διακηρύσσει τη με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του 
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΗΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Δ. ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ» προϋπολογισμού δη¬ 
μοπράτησης 132.090,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 109.917,00 για 
αναθεώρηση 1.038,00 για Φ.Π.Α. 21.090,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 26.8.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την 
Πέμπτη 18.9.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΑ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.198,00 ΕΥΡΩ., που θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων/διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
(Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Ελασσόνας με έδρα Ελασσόνα στην οδό 
6ης Οκτωβρίου αρ. 57 ταχ. κωδ. 40200 τηλ. 2493024444 
ίαχ 2493024444 όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 
μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της 
δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
5.496,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α. 
με συνολική εγκεκριμένη πίστωση ένταξης ποσού 
132.090,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και 
της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
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ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προ¬ 
βλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της 
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά 
και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχί¬ 
ζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο 
σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση 
δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές 
προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθή¬ 
μερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 
171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 21.8.2008 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 20 ευρώ από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 


γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. 

Ο Δήμος αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση 
που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες 
μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος 
παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. 
Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Ελασσόνα, 21 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοιπ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οάτοπι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 ■ ίπίβπιβΐ: ΗΗρ;//νννννν.β1.9Γ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΙ. 91 ·). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-γπθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 12004182507080016 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


































